L. W.kr. 41.101/1891. 


Aleg. 36. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie oparkanienia parku zakładowego 
w kulparkowie. 


Wysoki Sejmie! 


Park otaczający zakład dla obłąkanych w Kulparkowie służy čo spaceru i odpoczynku spo- 
kojnych chorych i dla całego personalu urzędniczego i lekarskiego w zakładzie. 

Ponieważ park ten nie ma prócz żywopłotu żadnego ogrodzenia, korzystają więc z niego 
sąsiedzi i goście naprzeciwko znajdującego się szynku, nietylko w dnie świąteczne ale i w po- 
wszednie, od rana do późnćj godziny w nocy, co powoduje wielkie niedogodności, tak pod wzglę- 
dem niepokojenia chorych, jak ze względu na przyzwoitość i porządek domowy zakładu. 

Cheąc temu zapobiedz, Dyrektor zakładu przedstawił nam prośbę o ogrodzenie parku i ta- 
kie jego urządzenie, aby nikt nie mógł wejść do miejsc przeznaczonych jedynie dla chorych 
i dla personalu zakładowego bez wiedzy odźwiernego. 

Uznając słuszność żądania tego ze względu na dobro chorych i porządek domowy, tudzież 
mając na uwadze, że takie oparkanienie wielce utrudni ucieczki chorych, poleciliśmy biurowi tech- 
nicznemu zrobić kosztorys ogrodzenia i domku dla odźwiernego przy bramie. Według tego ko- 
sztorysu (Alegat) koszta parkanu sztachetowego 570 metrów długości wyniosą 1140 zł., dwie 
bramy 60 zł. a domek dla odźwiernego murowany 1050 zł., razem 2250 zł. W nadziei, że Wy- 
soki Sejm uzna rzeczywistą potrzebę tego oparkanienia, stawiamy wniosek : 


Wysoki Sejm raczy zezwolić na oparkanienie parku kulparkowskiego, i w tym celu „wstawia 
do budżetu zakładu kulparkowskiego na rok 1692 jako nadzwyczajny wydatek w rubryce XI 
poz. 49 kwotę 2250 zł. a. w.* 


Z Rady Wydziaki krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 
Lwów dnia 18 września 1891. 


Marszałek krajowy : 


Sanguszko w. r. 


Sprawozdawca: 


Dr. Franciszek Hoszard w.r. 
Członek Wydziału krajowego. 


Alegat do sprawozdania Wydziału krajowego 1. 41.101/91. 


Kosztorys 


na postawienie parkanu, bramy wjazdowej i domku dla 


odźwiernego w Kulparkowie. 


. Postawienie parkanu sztachetowego o 4-metrowych przęsłach, wysoki 2 metry, na 
słupach dębowych */;", wkopanych w ziemię na głębokość 0°75, z desek sosno- 
wych 2” grubych oheblowanych, cięte na 0'10 szerokie listwy umocowane na ryglach 
górą i dołem w odstępach 79% Frontowe rygle jak listwy parkanu, tylne zaś 
dębowe 3/4”, wraz z gwoździami i omazieniem dolnych części słupów; a to: 


a) wzdłuż głównej drogi . . . długość metr. 43%:0 wysok. 2*0 
b) wzdłuż drogi do prosektoryum „ » 1830 . 20 
razem metrów bieżących 570 po2zł.zametr, koszt 1140 zł. 
. Postawienie bramy wjazdowej do zakładu, dwuskrzydłowej, szerokiej metr. 8:50, 
wysokiej 2'0, wraz z furtką szerokości 1 metra, wzmocnionej na pręty żelazne z do- 
daniem progu dębowego, z kompletnem okuciem i zamkiem na klucz, razem . š 35 zł. 
. Postawienie jednej bramy wjazdowej, jak powyżej, lecz bez furtki, wzdłuż parkanu 
przy drodze do prosektoryum, wymaga kosztu . A : : 25 zł. 
Ogółem anene kosztuje 1.200 zł. 
B) Domek dla odźwiernego (przy bramie do zakładu): 
. Murowany, 7 metrów długości, 5 szerokości a 275 wysokości, na 1'/, cegły gruby 
mur, z przedsionką, komórką, izbą z piecem i kuchenką, o dwóch oknach, z powałą, 
krycie gontowe, wraz z drzwiami i podłogą wymaga koszt do 1.050 zł, 
Drewniany 7 metrów długości, 5 szerokości a 275 wysokości, na podmarowafiik, 
dębowe podwaliny zrębu z bali jodłowych 15% grubych pe wraz z otynkowa- 
niem, reszta jak ad 4, wymaga kosztu razem do . : z > . 700zł, 
zestawienie: 
A) Oparkanienie i bramy ; : o 5 1.200 zł. 
B) Domek dla odźwiernego (murowany) . > dE 1.050 „ 
g b > (drewniany) . A ; 700 , 


Lwów 10 września 1891 


